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CONTRATONo. MSJ/FfSM/467/05/2016 
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EJERCICIO: 2016 
TIPO DE LICITACIÓN: POR ADJUDICACION DIRECTA. 


FECHA DE ADJUDICACION: 01 DE FEBRERO DE ¡ 


S-=.C- 


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION. 

LQCAIDAD: LA TUZA DE MONROY MUNICIPIO: SANTIAGO JAMILTEPEC 


PRESIDENO 

ESTADO: OAXACA MUNICIP/I 

Mpio. Santiago Jamil «qm ' 


MONTO: $232,500.00 ( DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

ANTICIPO: 0% 

¿glDGs , 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N„ ) INCLUYE EL IMPUESTO 

$0,0 ( CERO PESOS 00/100 m. n. ¡NCLUYE EL ¡Mfe 
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AL VALOR AGREGADO 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: MSJ/FISM/467/05/2016 


Contrato de Obra Publica No. MSJ/FiSM/467/04/2016. 


Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, 
el Municipio de Santiago Jamiftepec, Distrito de Jamütepec, Estado de Oaxaca, af que en este 
documento se te denominara “Ei Municipio” representado por los CC. LIC. BRAULIO 
HERNANDEZ OCAMPO y HILARIO MERINO CABALLERO* en calidad de Presidente Municipal 
y Síndico Municipal, respectivamente; y por la otra paite C. DANIEL MUÑOS IGNACIO en su 
carácter de Representante legal “CONSTRUCTORA OAXTANOO, S.A DE C.V.” a quien en lo 
sucesivo dentro del presente contrato se le denominara “El Contratista”, de conformidad con las' 
siguientes declaraciones y cláusulas; 

Declaraciones 

i.- “El Municipio” declara: 


! — 

O O HB T & U OTO RA ■' 







ñera 


a) 


b) 


0} 


e] 


Que es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, autónomo en su 
interior y con libre administración de su Hacienda T investido de personalidad jurídica propia 
ios términos de la fracción íl y IV del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Unidos Mexicanos, el artículo 113 de ía Constitución Política del Estado libre y 
Oaxaca, artículo 2 de [a Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 

Que señala como su domicilio para fos fines y efectos de este contrato el ubt¡ 

SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA, PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENT 

Que la autoridad que io representa está facultada para contratar en los términos del ai 
fracciones I y V, artículo 68 fracción I, y Arlíeuio 71 fracción I de la Ley Orgánica Municip 
el Estado de Oaxaca. PRES 

contrato se adjudica mediante el proceso de: POR ADJUDI^í! 

----- - - empresa “CONSTRUCTORA OAXTANOO, S.A DE C.V.”. Representadc^^l^ 3 "" 

DANIEL MUÑOS IGNACIO, de acuerdo al acta de Adjudicación de fecha 01 de Febrero í á®í ,le| 
2016 y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracción 111 de la Ley de 
Públicas y Servicios Relacionados de! Estado de Oaxaca y de conformidad con 
establecidos por el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2016. 

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “Ei Municipio^^ 
con los recursos asignados y disponibles en Ramo General 33, correspondiente ai Fdr * 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ei ejercicio 
según oficio de Autorización y Aprobación no. MSJ/FIII/05/2016, de fecha 29 dgftffHQA'n 
2016. 


GE LAS EWífcS 


IL- “El Contratista" declara: 

Que tiene capacidad jurídica y técnica para contratar sus 

acuer< *° at documento notarial Vol 
35 r ^^^^itada ante la fe deí notario público 
cara pue se ostenta no le ha sido revocado ni 

sne plena existencia y capacidad legal, 
ton n úmerft-de fo lio ; 04800915121128, 




,ÜÍS?®BU 5 


|ytpid> SantfoS* 
iammepec, 

eax.2014* 201b 


(PAi s/n Coi. Centro. 

Lmai l. presidencial!4jamiltepec 


MUNICIPi 

Mpio. Santiago" 
Jamittepec, 

Oíío. Jami'Aepec, l 
Qax. 2014 *203$ 
del C. DANIELJ$í5SÍ«§. 
i nstrument'*^*^®*^ 
de Oaxi 
alguni 
credencia 


Santiago 


MHinii 
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a) Que es una Persona (Moral) en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de 
contribuyentes es R.F.C.-COA110708718. 


JAM 1 LTEPEC 


b) Que tiene como actividad principal la realización de Obras públicas y privada. 


c) Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reúne las condiciones 
técnicas, económicas y el personal capacitado necesario para la ejecución de la obra, objeto 
del presente contrato. 


d) 


e) 


Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia det ¿ 
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de ías disposiciones legales 
y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. 



Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicia 
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructure# 01 
y el contenido de los anexos del presente contrato, píanos, especificaciones constructiva 
catálogo de conceptos, y programa calendarlzado de ejecución de los trabajos. 


«aagnsra 

CONSTRUCTORA 


STKJCTHÜ OítYTÍ 






de la obra: C< 

dtjfeJUONROY, 
&MS&PTOS DE 


DON EO® 
AISLAD 
ETO ARMA 
)N TABICÓ 

I varilla) 

LIMPIEZA^ 


> íSr 


9) 


Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los 
supuestos estabiecidos en el articulo 32 de ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado: 
deí Estado de Oaxaca. 

Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio para oír y recibir t 
clase de notificaciones, ei ubicado en: CALLE PICO DE OR1ZABA No. 208 INT.10 COLO 
VOLCANES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 


III.- Ambas partes declaran; 


a) 


b) 


o) 


sSIDJJ 

„ , .^.JICIPAT 

Que gestionaran y obtendrán todas y cada una de tas autorizaciones, permisos y Iicenq^g^amiíucNeffiiltei) 
que en derecho correspondan a cada una de ias partes, para la ejecución de la obra objeto deotóslgmlltepec,, 
este contrato. 

Que conocen el alcance y el contenido de la modalidad de contratación 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, que se establecen en ei artículo 25, fracción 111 de laj 
Obras Públicas y Servicios relacionados dei Estado de Oaxaca. 

Que reconocen mutua, plena y recíprocamente su personalidad jurídica y manifiesta 
expresa conformidad de! contenido y alcance de las declaraciones anteriores y conwer^^í 


conformidad con las siguientes: 


CLAUSULAS 


Primera: Objeto del contrato. 


“El Municipio” encomienda a el contratista la 

MURO DE CONTENCION, ubicada en la localidad 
Jami itesteiftbra consiste en; LA REALIZACIÓN 
TRA^KiWELACIÓN DE TERRENO CON 
MAtniA^Ttto II!, PLANTILLA, ZAPATA 
DE «fejjÉÉá* COLUMNAS DE CONCRETO 
TAB1^^^^28 CMS. DE ESPESOR CON 
iNTE&áligAl Y DE CERRAMIENTO CON 
COK iíftMUpliíS 6BECO«0fH5TO ARMADO , 

IjWjMfc hqsta su total terminación, 

Mpio. Santiago ' 

JamiltepeXr — 

Dtto. Jamiliepec,\ 

^,2CU Í201S 


mm 

Mpio. S 

Jamiltepsc, 

Dito. Jam/topí'ó 

Oax. 2014 • 2 Q*t 

CONSTRUCCfON^SEB^i, 

, municipio Sa/ífiÍ$ 

DE PRELIMINAR 
EXCAVACK 
CON VAF 

DE 1/8”, MURO__ , „ 

X 28 CMS., CADgttfvmJRÍA 
, ASÍ COMO MÉNS 
OBRA, este se 

por los dive^/7tep£{ 
DttoJamiJtepi 
Oax. 2014-2016 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No,: MSJ/FISM/467/05/2016 


ordenamientos, normas y anexos señalados en este contrato asf, como las disposiciones en 
materia de construcción vigentes en el ámbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, 
especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico 
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. 


Segunda: Monto del contrato. 


El monto del presente contrato es por ia cantidad de $ 232,500.00 (DOSCIENTOS TREINTA DOS 
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), I.V.A incluido, integrado con las siguientes «, 
aportaciones:-----.-. 


FONDO 

SUBTOTAL 

IVA 

«Saltan o □ 

Fondo EIE (Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal). 

3200,431.03 

$32,068.97 

$232,500.00 

OJtií 

O O N§ñ* Rü OTO í* A 




■-“--- 

AASGfeí 


TOTAL 

$200,431.03 

$32,068.97 

$232,500.QGH 




--! 

r" 1 ¿i 

—''' 


Tercera: Plazo de ejecución. 




SUBTOT. 


^$1 UMí Cría 'diI S 

Mpio. Santiago 
Jamiltepec, 
Dttó\Jamtltepec, 
Oax 2014-2016 




MÚNICIPW-EÍ 
Mpio. Sanbog 
Jomiftfpec* 
Dtto. Jamiltept 


"El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 40 días naturales debiendo 
obra objeto del presente contrato el día 02 de febrero de 2016 y terminarla a más tardar, 
de Marzo de 2016, de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y ¡os programas pr< 

por “El Contratista”. 

Para efectos de prórroga en la ejecución de obra por causas imprevistas que lo ret 
imputables a “El Contratista” ó a “Ei Municipio” de común acuerdo procederá la 
de una prórroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y ia evaluación de “El MU 

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. Hpfo. SantwgoL¡i 

Otto.JamIltep 

“El Municipio” se obliga a poner a disposición de “El Contratista", el o ¡os inmuebles en. _ 
de llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, así como ios dictámenes, !ica&iiag©é¿$i-.. 
permisos y demás autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y 
requieran para ta realización de la obra. 2 

Quinta: Anticipos 

Ei importe tota! otorgado por “El Municipio" por concepto de anticipo es por !a cantidad 
(Un Millón seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 m. n. IVA incluido), que representan 
un 0%) del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a uj( ( 
exclusivamente para la ejecución de dicha obra y deberá expedir ei comprobante correspon^^^jgL^ 
integrado con las siguientes aportaciones: 0 jf O Jamii-te^pc ' 

Oax'2014 - 20., J 
TOTAL 


FONDO 


IVA 


(Fondo para ia infraestructura 


30.00 


$ 0.00 


serán puestos a 
de los trabajos; el 


Col c 


Oax. 2014 


con antelsBi&GálMJi 
anticipo será 

Mpio. Santiago V 
Jamiltepec ; 

Ofío. Jamiltepec, 

Oax. 2014- 2016 
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diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; cuando “El Contratista''' no entregue la 
garantía de los anticipos dentro del pla 20 señalado, no procederá el diferimiento y por lo tanto 
deberá iniciar ia obra en la fecha establecida originalmente. 


El anticipo deberá ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones 
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos efectivamente 
ejecutados se formulen {hasta un 30%) sobre el monto total de las mismas, debiéndose liquidar el 
f altante por amortizar en ¡a estimación final, para tales electos “El Municipio” en su caso, 
efectuara la deducción respectiva al formularse la última estimación de referencia. 


lÉtaasEi 


Si “El Contratista” no amortizo el anticipo en ta fecha convenida por causas que le sear 
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gasto! 
financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado, como si se üonet^uctd^a 
tratara del supuesto de prórroga de créditos fiscales y se computaran por días naturales desde 
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de 
Municipio”. 

Sexta: Forma de pago 


LÓÍLASÍ' 





oursos. 


Fttsaitffifeiao 

Mpio. SantíagK 

JomiltepeCr i- 


Dito. JamiltepQC, 




Las partes convienen que ios trabajos objeto de! presente contrato, se paguen mediante la 
formulación de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán cubrir por unidad de o 
terminada, previa verificación de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones 
normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un peri 
no mayor de treinta días, fas que serán presentadas por “El Contratista” a “El Municf 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cual 
días hábiles siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Obn 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca p 

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporaran ajak ^ 
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trámite de pago. 

En ei supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser auforiaí^ 
un plazo de tres días naturales, estas se resolverán e incorporaran en ia siguiente estimacjj|[* 

“El Municipio” cubrirá a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un 
mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas pe 
Municipio” según el artículo 56 de fa Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

de Oaxaca. MUNICH 

“Ei Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las est¡ nn fgKWw»„ „ _ 
a! realizar e! pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: 

Amortización proporcional del anticipo (hasta un 0%) Oox t 2014 * 2Q¿ 

Se retendrá el 5 al miliar (0.5%) al importe de la estimación sin I.V.A. Por conc^ 
aportación para ei pago de vigilancia, inspección y control de los trabajos eje 


1 . 

2 . 


los contratistas conforme a lo establecido 
con el artículo 76 de la Ley de Obras 
de Oaxaca. Dicha deducción le será 
la aplicación de los 
mismos que serán captados y 


Dtfo, 

Qqx, 2014 - 




correspondientes, 
Oaxaca, como si se tratara 


.j/N LGL, 

ul presidencial 


artículo 51 fracción 

Relación? 
por “El Muñí 
para la gestión i 
correspondf|$?0ff 

cantidades «« 

en ^fiMWépec, 
para el pago <tm?$íffiittepec, 

Santiago Oox. 2014 - 202 6 
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fiscales y se computaran por días naturales desde la fecha de pago hasta la techa en que se 
pongan efectivamente ías cantidades a disposición del municipio. 

Séptima: Garantías 


U E\ Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el artículo 
37 de ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes 
garantías: 

I ).- Por los anticipos que en su caso reciban deberán constituirse dentro de los quince día&2H 
naturales siguientes a la fecha de notificación 

del falo y será por el 100% deí monto de los anticipos. oo^errRu otdra 


O AXTANOO 




REGIDURÍA ¿JE—- 
OBRAS PUBIISas 


• MUNICim 

• Mpio.Sanifc 
T : Jamiltepec 


liento: 


NIC1P.U. 

Santiago 
mütepec, 
Jamiltepec, 
2014-201$ 




EGIOühÍA 

SlACUfMD, 


II )■* Por el cumplimiento de los contratos, esta garantía deberá constituirse dentro de los 
días naturales siguientes a la fecha de 

Notificación del fallo y será por el 10% del monto tota! de ía obra. 


III Por los vicios ocultos será por el 10% del monto total de ia obra por un periodo de doi 
meses contados a partir de la facha de entrega recepción de la obra de acuerdo ai artículo 37¡ 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca 

Para garantizar la correcta inversión del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza 

el 100% del monto total recibido, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada. __ 

favor de la tesorería municipal del H. Ayuntamiento de: Santiago Jamiltepec misma que 
presentada con antelación al inicio de la obra. ' 

Para garantizar el cumplimiento del contrato “El Contratista” se obliga a presentar fianza por ü 
% del monto total de la obra contratada en ios términos del párrafo anterior. 


Así 


mismo “ El Contratista” previamente a la recepción de los trabajos por parte de 
Municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses y por eí 10% del monto total 
obra en los términos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relación adc 
Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten de su realización por vicios o¡ 
y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en su ejecución y hasta qu 
Contratista ” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato 
garantía deberá ser por el 10% de! monto total de la obra 

o *. SINDíC 

Octava: Ajuste de costos MU U I £| FÁ 

Mpio, Süfrtiagc 

Lruando a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de orden econójflgfrfr7£gp¿c 
no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción en ios costos de los ©fi ^fárnikepeC 
aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, *201 

ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato. 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicí¿^^^ 
Relacionados del Estado de Oaxaca. el aumento o reducción correspondientes deberá constar^ 

***** m Af*. 

podrá llevarse a cabo mediante el 


precios originales dei contrato 
contratados, el ajuste se 
los porcentajes de 


PAL 5/N COL. 
EMALL presiden cía 20 


hasta !a terminación 
costos directos conserva 
durante el ejercicio 

Dtto. Jamütepe^ 

Oax. 2014-2016 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Na: MSJ/FÍSM/467/05/2016 


Para tales afectos !a revisión será efectuada por ÍÉ EI Municipio” a solicitud escrita de “El 
Contratista ’ ia que deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria. 



En caso de existir conceptos no considerados dentro del catálogo respectivo, se consideraran 
como trabajos extraordinarios y deberán ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y 
“El Municipio” para el pago de ios mismos. 






| ftfoiamiltepee. 


Novena: Modificación de! contrato 


n 


Durante la vigencia de! presente contrato éste se podrá modificar mediante ia suscripción 
conventos siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% 
plazo pactado, ni impliquen variaciones 


monto o del 
autorizado. 


OONSTRUCTORA 

sustanciales del proyecto or¡ginaimei^^ a ^ B0 


La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y 
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se 
conocimiento ai Órgano de Control Interno y a la Secretaria de la Contralona y Transparenc 
Gubernamental, dentro de los diez días hábiles a su celebración. 

Décima: Representantes de las partes 

“El Contratista se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a fa iniciación de' 
trabajos, en eí sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tenergü 
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio 
reserva eí derecho de su aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual pf$i 
ejercer en cualquier tiempo, ““ u 


)EJ 
\CIF 

Wfno. SJ^tiago Jimiu 
OttoX/arnflfi 

“Eí Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por ef artículo 61 de la Ley de Obras Publi^f^ 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra parartrg 
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia gen|^ 
supervisión, que tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que señala eí precepto indicac 
manera enunciativa y no limitativa las siguientes: 

Supervisan vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratfettómr ¡ 
escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma conyfíritdft f 
y con las modíf badenes que en este caso ordene. Mpío S£jh|/ogo¡ 

Asimismo, convienen que en caso de que “Él Municipio”, contrate a un tercero para realiza ?Hfl§$ñrní¡¿€nl 
de supervisión, vigilancia, control y revisión, “El Contratista", otorgará a ésta las facSfflgSu * 201: 
documentos y datos necesarios, sin embargo será responsable de cualquier autorización y aprobación 
de fos asuntos relacionados con tos trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra 

Las partes convienen que la bitácora de obra formara parte de este contrato * sXBSaM ' 

¿T 

& 


Responsabilidades del 

se obliga a que los materiales y 
motivo del contrato, cumplan con 
en la propuesta de este 
trabajos se efectúen a 
los defectos y vicios 
de su parte se 
la garantía señalada en 




o instalen en los trat? 
establecidas en el lis 
realización de todas y 
, así como, a r¡ 
de los daños y perjuicios 
Municipio” o a terceros, 
Séptima de este co 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.; MSJ/FISM/467/05/2016 


Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la 
ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en ios lugares de adquisición o de fabricación. 




R'.ú -JjM 


Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el único responsable de la ejecución de los trabajos, 
deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en 
el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale ef gobierno. 
Las responsabilidades y ios daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a carqo de 
“E! Contratista”. * ¿ 


«™iaa 


Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán cederse en forma parciallil l 
total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las constructora 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberá de contar con el consentimiento de 

MUniCtpiO”. «rtF.OEtMElK»SJ 


Décima segunda: Cláusula Pena) 


A fin de verificar si “El Contratista” está ejecutando los trabajos, objeto de este conirato, de acuei 
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio’’ comprobara periódicame 
el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho prograi 
en la inteligencia de que al efectuar la comparación se procederá a la evaluación de los dañ' 
causados y deducirá el costo dei pago que corresponda. 

Si como consecuencia de la comparación a que se retiere el párrafo anterior, el importe de los traba,,, 
realmente ejecutados es menor que el establecido en e! programa de obra, “El Municipio” retemjii, 

en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el número de meses transcurrido_ 

desde la fecha programada para e! inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasémosos 
hasta la de la revisión, “ — 


por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que eát 
monto total sea la indicada. - 

Si “El Contratista' no concluye los trabajos en fas fechas señaladas, también como 
convencional deberá cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.002% (dos al millar) sobre elf ‘ 
del contrato, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden cIVHJtRítSi 
a satisfacción de “El Municipio”. Mpio. 

Jamiltepac 

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos ani&ÜOísjó^itf.paC, 
Municipio’ podrá exigir el pago de daños y perjuicios ocasionados al erario público, eflasaríÉfJ# * 20 
liquida y cierta, además de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. 



¡n§ffipio” podrá suspender temporalmente en' 
i dónente justificadas, debiéndose detei 

indefinid 


f los trabajos contrata] 
caso, la temporalidai 


Mpio. 

Jamiltepect\ 
Dtto. ¡GmiltepeC} 
Oax. 2014-2026 


i.úalqjje no podrá prorrogarse o ser 


MORERIA 
WNICIPAI. 

lpió, t Santiago 
Jamjitepec, 
to. Jamiltepec, 
i* 2014-201 ff 
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Gobierno municipal 

2014-2016 

Para tales electos “El Municipio” emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibido por Í£ E) 
Contratista”, en el que se expresen ios motivos y justificaciones de la suspensión temporal así como 
3a fecha prevista para ia reanudación de los trabajos. 


El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal. 


Décima cuarta: Rescisión Administrativa de Contrato. 



xjtiUKls 


construí 


contados sC 


MUNICIPAL 


' ¡m áttfaéfQflitopMK 

Oax.2014-20^ 


q Jentiltepec, 
>tto. Jamiiiepec., 
lax. 2014-2016 


jÉmütepec, 
Dtto\Jamiltepec, 
Oax 2014 - 2016 


de “El Contratista’ 


jp-ísi3)fecha de inicio 
mi iie rdení regado para 


OBRAS PffBLtÍHM 
jf MUNICíTOM; 
f-- á. ■ Mpio, Santiaw 


Dito. Jamiltepec, 
Qgx, 2014-2016 


“El Municipio” podrá rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por J) 
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicio^ TV* 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 

... , , , ... ... . íq«5ras*ro!ífKiJi2¡ 

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés-ae róla 
general o por mutuo consentimiento. 

En relación con lo anterior, “El Municipio” determinará ia rescisión administrativa, cuando 
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos 
incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las l_, 
construcción o normas de calidad, si no cubre oportunamente tos salarios de sus t. __ 
demás prestaciones de carácter laboral {IMSS, ¡NFONAVIT, SAR, etc.) y sin que ello, a juicio de 
Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecución de ios trabajos 
perjuicio de "El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de ia obra objeto r* 
contrato o ios derechos derivados del mismo, así como cualquier otra causa que i. 
contravención a los términos de! presente instrumento. 

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y 
necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se 
en el párrafo siguiente. 

“El Municipio” comunicará a “El Contratista” la rescisión del contrato en forma f 
escrito de acuerdo ai articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios T 
Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) días hábiles, 
de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, exponga lo que a su < 
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y , 
hecho valer “El Contratista", resolverá y notificará io procedente dentro de tos 15 

hábiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido io anterior, “El L _, 

pago de las penas convenidas. 

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisión del r 
parte de “El Municipio”, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos c 
del inmueble y de las instalaciones respectMSffidSí^ntando, con o sin la l 
acta circunstanciada y notariad%^^^^^^ten que se encuentre 

un plazo de diez días naturales para^r^^»^®®del anticipo aún no,_ 

asimismo las causas que motivaron acta se levantará 

obligado a devolver a “El MutárámjpS^un plazo de 10 (diez) días i._ 
inicio del procedimténmKt'^m^^toda ia documentación 

la reatiza9¡¿MeB|UtfA ftQ&AL r 

Jr/Mpio. Santiago L..... 


prestcfenc¡a2CT 4¡a 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.; MSJ/FISM/467/05/2018 


GOBIERNO municipal _ 

2014-2016 

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a 
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “Ei Contratista” convienen en que 
aquélla procederá a hacer efectivas ias garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescisión, 
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarent 
días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse^ 
el sobrecosto de ios trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de ios consta 
materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. v 


«¡asan 


Décima quinta: Recepción de obra 



r D£ C.V, 
: AX ÍSÍÍÍ 





r OBRAS PUBUdfcST 
MUNICIPMÍSA 
Mpio, SQntmgá 
í f ^4a mi^p€C, _\ 
^ Mtio. Jomiltep re, 
2G24-2016 




“El Contratista” comunicara a Éi E! Municipio” la conclusión de los trabajos que le fueron 
encomendados para que dentro del plazo de veinte días verifique la correcta terminación de 
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificación de 
trabajos “El Municipio” contará con un plazo de diez días naturales para proceder a su recepi 
física, mediante el levantamiento del acta de entrega * recepción correspondiente, quedand 
obra bajo su responsabilidad. 

La entrega recepción de fa obra no exime al contratista de la responsabilidad por defectos o vicio 
ocultos que tenga Ea misma, en ios términos de las leyes respectivas, por lo que en el momenip 
celebrarse la entrega se deberá exhibir fianza que garantice los vicios ocultos de la obra, la 
tendrá una vigencia de doce meses. t 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en 
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra qi 
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que íes dio oriqen v el s, 
resultante. ' ^ 

g í 

Determinado ef saldo total, “El Municipio” pondrá a disposición de “El Contratista® 
correspondiente, mediante su ofrecimiento a ia consignación respectiva, o bien sof 
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar 
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas pa 
e! contrato. SINDICA' 

MUNICIPAL' 

Mpio . 5 

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discr^p^l^fS 
carácter técnico y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan 
específica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de 
ellas en la cláusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en 
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones a! día siguiente de reci 
notificación y en un término no mayor a 10 (diez) días hábiles se procure llegar de común acuej 
mejor solución para las parles. 


Décima sexta: Discrepancias 


La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se le 1 
minuta correspondiente, que será suscrita por sus 
acuerdo. 


reconociendo desde ab 


que en el término establecido, 
ponga fin a la discrepancia, 


¡as partes no Hegt#£a 
para hacerlos va&fyj 

Jamiftepeeí 
Jcrmiltepec 
0ax.20l4-20K 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No : MSJ/FISM/467/05/2016 


Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a 
todas y cada una de Jas cláusulas que ío integran, así como a los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca y demás normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. 

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código 
Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 

Décima octava: Jurisdicción y tribunales competentes. 

Las paites convienen que todo So no previsto en el presente contrato, lo resolverán de común 
acuerdo y conforme a los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su 
interpretación y cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los 
tribunales del fuero común, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo 
tanto, “Él Contratista’’ renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio 
presente o futuro o por cualquier otra causa. 

Enteradas las paites del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su 
otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mafa fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera 
invalidarlo y para su constancia, lo firman a! calce y margen, en el municipio de Santiago 
Jamiltepec, distrito de Jamiitepec en el estados de Oaxaca, a tos 01 días del mes de Febrero del 
dos mil dieciséis. 




POR “EL MUNICIPIO 



Oax. 2014 -le; ' 


POR “EL CONTRATISTA 



ÜSSB 


REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTRUCTORA OAXTANOO S.A, DE C.V. 



PALACIO MUNICIPAL S/N COL, CENTR0C|ANTIAC0 jAMILTEPEC, OAX, CP. 71700 
Emaj l presídenc¡a20? 4j<p'j^ilíepec#botmoi!.com 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: MSJ/FISM/467/05/2016 


TESTIGOS 



REGIDOR DE 

Mpio. Santiago 
Jamiltepec, 
Dtto. Jamiltepec, 
Oax. 2014 - 2016 



PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTRO, SANTIAGO ¡AMILTEPEC. OAX. C.P. 71700 
EmáÍL presidenda2G 1 4jarr^tepeo^notmaíí.corn 













